प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ 
व सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या कामास 
स्पिलओव्हरची (Spillover) रक्‍कम २०१९-२० मध्ये 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ मपविम-स्पिलओव्हर/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 
संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 

दि.१/४/२०१९. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८/७/२०१९. 


शासन निर्णय : 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या 
खालील कामास २०१९-२० या वर्षासाठी रु.१७४५.७६ लक्ष (अक्षरी रुपये सतरा कोटी पंचेचाळीस लक्ष 
शहात्तर हजार फक्त) एवढा निधी संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई वितरीत 


करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. (रु.लक्षात) 
अ.क्र/ जिल्हा कामाचे नाव सन २०१८-१ 
प्रशासकीय पूर्वी वितरीत See ह 
मान्यता निधी मध्ये वितरीत 
निधी 
शिका २ ३ | 4 
सन २०१६-१७ 
ee कळंब येथीळ विकास कामे जि. 
१) यवतमाळ प 

यवतमाळ 
| __ तर :- .१ Suite 390,00 
2 Restaurant ८३.०० 
3 Pathways २८.१३ 
° Landscaping १६.७१ 

५०.०० 900,00 

9.4 % for Internal & Exrernal 
दु 2 33.03 

Electrification 
& 2.4 % for Architectural Fees ११.८३ 

3.0 % for Consultancy Fees १४.२० 

एकूण ४९६.९० ५०.०० १००.०० 


सहस्रकुंड, उमरखेड येथील 


२) यवतमाळ 
) विकास कामे जि. यवतमाळ 

Suit ९७.८६ 

Vip Suit ४७.१६ ५०.०० 400,00 


Reception & Waiting Room २०.७३ 
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Restaurant & Convention 
3 ८२.८० 
Hall 
चु Gym & Changing Room ३७.८९ 
६ Landscaping and Garden ३४.१७ 
9 Pavement and pathways ३३.८२ 
८ signages २.९७ 
cost of Internal Electrical and 
8 30.38 
External Electrical 9.4 % 
3 high mast lights of 9§ m 
ce Height, HPSV, soo W of १३.६८ 
cost 
cost of water supply & 
Zs ति - शत २४.३१ 
sanitary ६.०% 
१२ Architects fees 2.4 % ११.८४ 
१२ Contingencies 3.0 % १४.२० 
एकूण ४५१.८२ ५०.०० १००.०० 
डाला टिपेश्वर येथील विकास कामे जि. 
३) यवतमाळ वत डे 
यवतमाळ 
a Tourist Arival Centre (919.64 
२ Twin Suite 9192.99 
3 Royal Tent ५३.०७ 
° Bambu Machan 30.22 
षु parking ११.८४ 
& pathways ३७.१७ ५०.०० १५०.०० 
Landscaping १२.८५ 
८ compound wall १७.२० 
9.4 % 33.03 
| 90 2.4 % ११.८३ 
शिक गी. १ ३% contingencies १४.२० 
एकूण ४७७.५७ ५०.०० १५०.०० 
ee संकटमोचन ded येथील 
४ यवतमाळ ee 
परिसर विकास ; 
१० _ 00. || Restaurant 34.94 
२ public Toilet १३.७५ 
३ Steps and Kiosk ४९.३५ 
५०.०० २००.०० 
छं Gazebo १७.२८ 
दु Boat jetty १०.०६ 
६ Boats 33.48 
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pathways ३८.२१ 
Landscaping ५८.१८ 
Musical Fountain 929.88 
99 % for Internal & Exrernal 
= Electrification on Sr.No. २६.०९ 
१,२,३,४,५,&१० 
८ % for Plumbing & Sanitary 
| ae works on Sr.No. ९.२४ 
१,२,३,४,,&५ 
१२ Add ४% Contengencies १८.०५ 
१२३ ४% for Architectural fees १८.७७ 
एकूण ४४९.३६ ५०.०० २००.०० 
aie बोरधरण येथील विकास कामे जि. 
५) वर्धा कां 
वर्धा 
| | Health club conference 390.98 
2 Boat Jetty १०.०९ 
३ Boats २.९५ 
:। Landscaping १६.५५ One 6.68 
9.4 % for Internal & Exrernal 
दु see aces २५.७८ 
Electrification 
६ 2.4 % for Architectural Fees ९.२३ 
3.0 % for Consultancy Fees ११.०८ 
एकूण ३८९.८२ ५०.०० ५०.०० 
हिंगणा तालुक्यातील रायपूर 
येथील पर्यटन विकास व 
६) नागपूर । सौंदर्यीकरण करणेबाबत 
7 ee | Food Court ८.५२ 
२ Public Toilet २६.२२ 
3 Gazebo ४९.४९ 
8 Steps 490.88 
षु Parking & Pathway ३०.५६ 
& Landscaping 29.83 ५०.०० १००.०० 
9 Boats २२.७१ 
८ Boat Jetty ३५.६६ 
९ Approach Road २८.९९ 
| अँड । Cost of Internal | Electrical २९.१६ 
and External Electrical 9% 
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Cost of Water Supply & 
= | १ | २०.८३ 
Sanitary 
१२ Contingencies 3% १४.०० 
१३ Architects Fees ४% १९.२२ 
एकूण ४७७.७५ ५०.०० १००.०० 
हिंगणा तालुक्यातील वेण्णा नदी 
नागपूर येथील पर्यटन विकास व 
सौंदर्यीकरण करणेबाबत 
शिंक लना Food Court ८.५३ 
२ Public Toilet २६.२२ 
3 Gazebo ४९.४९ 
छं Steps 490.88 
षु Parking & Pathway ३०.५६ 
& Landscaping 29.83 
9 Boats २२.७१ 
८ Boat Jetty ३५.६६ ५०.०० १००.०० 
र Approach Road २८.९९ 
Cost of Internal Electrical 
pe २९.१६ 
and External Electrical 9% 
| rae of Water Supply & 20.63 
Sanitary 
१२ Contingencies 3% १४.०० 
१३ Architects Fees ४% १९.२२ 
एकूण ४७७.७५ ५०.०० १००.०० 
८) सारंगखेडा येथील विकास कामे 
नंदूरबार 
a aa Horse Musem 340.4 
२ Interior Design 39.0§ 
3 Electrical ४८.६७ 
° Fire Fighting १७.१७ १२५.०० (94.00 
षु HVAC ५.५५ 
६ Add for Contingencies 4% १७.९२ 
9 Add for Architectural Fees 
ज्ञ १९.१८ 
एकूण ४९८.८१ १२५.०० ७५.०० 
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बोरगाव ता.आणी येथे 
९) यवतमाळ । पर्यटकांसाठी सोयी -सुविधा 
निमार्ण करणे 
| 9 | बहुउद्देशीय हॉल १६०.०० 
2 स्वच्छतागृह ३७.०५ 
३ रस्ते १६.०४ 
3 बाग बगीचा १६.५९ 
अंतर्गत व बाहय विद्युतीकरण ५०.०० १००.०० 
दु ३२.६७ 
११% 
६ पाणी पुरवठा व मलनि:सारण ८% २३.७३ 
9 आकस्मिक निधी ४% १४.१२ 
सल्लागार शुल्क ४% १४.६८ 
एकूण ३१४.८५ ५०.०० १००.०० 
sates भंडारा जिल्ह्यातील चांदपूर 
येथील पर्यटन विकास 
Construction of conference 
js | Hall and Tourist Arrival ५१.४५ 
Centre 
Bio Digestive / Sewage 
2 9.23 
Treatment 
3 1 of Informal ४.५ 
Sitting 
“1 Construction of Yoga Hut ९.९४ 
व Construction of Compound Yo. 
wall 
construction of Souvenir 
द ३३.०० 
shops ५०.०० ५०.०० 
Land Development २२.६८ 
Lawn ६.१९ 
Parking & Pathways 94.03 
शिका Approach road 0.3 
| aa | १ ESR 9.93 
१२ Nature Trails ११.५६ 
१२ Machan ५.५ 
१४ Water Sports Centre ४.८२ 
१५ Electrification २६.८५ 
१६ Add 3% contingencies ८.८५ 
१७ Add 2% Architectural Fees YR 
एकूण २७६.६६ ५०.०० ५०.०० 
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केळझर या पर्यटन स्थळाच्या 
११) वर्धा 
विकास करण्याबाबत. 
सिध्दीविनायक मंदिर परिसरात 
ca विविध पर्यटक सोयी-सुविधा १९२.३२ 
निर्माण करण्याबाबत 
हजरत  पीरबाबा टेकडी 
; परिसरात विविध पर्यटन सो कर 
सोयी-सुविधा निर्माण न 
करण्याबाबत ६०.०० १००.०० 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
३ धम्मभुमी- परिसरात विविध १३७.३६ 
सोयी सुविधा निमार्ण करणे 
४ आकस्मिक निधी 3% १४.१४ 
‘ सल्लागार व वास्तुविशारद शुल्क aes 
2% 
एकूण ४९५.१९ ६०.०० १००.०० 
१२) लोणार सरोवर पर्यटन विकास gases saa soak 
बुलडाणा । आराखडा 
एकूण सन २०१६-१७ १३९३५.४८ ८८५.०० १३२५.०० 
सन २०१७-१८ 
मौ.पारवडी, बारामती, येथील 
१३) पुणे । शिवकालीन किल्ल्याची विकास 
कामे 
1 a =] पदपथ आणि वृक्षारोपण २०.०० 
२ म्युझियम आणि अम्पीथियटर ६.०० 
३ पर्यटक निवास आणि उपहारगृह ६५.०० 
1 ४ तंबुनिवास आणि कॅम्पस १४.०० 
षु नौकानयन २०.०० 
a oes 2? ५०.०० 400,00 
| __ | पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतागृह ५०.०० 
८ बागबगिचा आणि बैठक व्यवस्था ३०.०० 
९ बैलगाडी सफर आणि Hed रस्ते ३०.०० 
| 9 ० पालखी मार्ग आणि अंतर्गत रस्ते ४५.०० 
= a q घाट आणि दगडी पिचिंग ३०.०० 
१२ आकस्मात निधी २२.८७ 
एकूण पारवडी ३६२.८७ ५०.०० १००.०० 
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भंडारदरा येथील we 


१४) 
अहमदनगर | निवासाची प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंतर्गत श्रेणीवाढ 
शिळ जक रेस्टारंटमध्ये विशोष रुम्स १५५.८४ 
२ Standard room १२६.४६ 
३ इलेक्ट्रिकल काम ४२.०१ cee oer 
४ GST (१८% 90.4% ७.५%) २४.३२ 
षु आकरस्मिकता 2.4% ८.७१ 
६ कन्सल्टंसी शुल्क २% ७.१४ 
एकूण ३६४.४८ १००.०० 400,00 
१५) धुळे । आझापुरी देवी मंदिर मौजे पाटण 
ता. सिंदखेडा जि. धुळे येथील 
सभागृहाचे बांधकाम करणे 
बहुउद्देशिय सभागृह ८१.९० 
जीएसटी १८% १४.७४ ५०.०० ४९.९१ 
आकरस्मित निधी ४% ३.२७ 
एकूण ९९.९१ ५०.०० ४९.९१ 
१६) अजिठा टी पॉईट, फर्दापूर जि. 
औरंगाबाद । औरंगाबाद येथे पर्यटकांसाठी 
सुसज्ज स्वच्छतागृह 
बांधण्याबाबत. 
Toilet Block ४७.०४ ५६.०० ०.३९ 
२ Add 99% for electrification 
charges She 
3 Add %% for Contengicies 
charges on 
छै Add 8% Architeet Fees २.०८ 
एकूण ५६.३९ ५६.०० ०.३९ 
१७) अजिंठा पर्यटक अभ्यागत 
औरंगाबाद |। केंद्रामध्ये जाण्यासाठी स्वतंत्र 
पोचमार्ग बांधणेबाबत 
शिळ वगा कामाची किंमत ९३.६१ 
२ GST 92% 99.23 
संगणकीकरण ४०.०० (9०.४६ 
३ संगणकोकरण २% १.८७ 
४ वास्तुविशारद शुल्क ४% ३.७४ 
एकूण ११०.४६ ४०.०० ७०.४६ 
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१८) सातारा | महाबळेश्वर येथील कृष्णा कोटेजचे 
श्रेणीवाढ, मलनि:सारण व्यवस्था, 
सौरचना कक्ष दुरुस्ती, परिसर 
सुधारणा करणे इत्यादी 
शिक क्क कृष्णा कॉटेज सुटस्‌ १२ ४२७.६१ 
२ विद्युतीकरण ३८.४५ 
900,00 900,00 
3 आकरस्मितता 3 % १३.९८ 
४ वास्तुविशारद फो ४% १८.६४ 
एकूण ४९८.६८ १००.०० १००.०० 
एकूण सन २०१७-१८ १४९२.७९ ३९६.०० ४२०.७६ 
एकूण मपविम स्पिलओव्हर १५४२८.२७ १२८१.०० १७४५.७६ 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून या परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


3. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१/४/२०१९ व 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शर्ती - 


१) 


वी 


वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान 
उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 
मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२० पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आव्यक आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
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शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ मपविम-स्पिलओव्हर/पर्यटन 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ Helles उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अज्ञा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच Sa कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात पर्यटन संचालनालय / 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर 
करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची 
नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे 
निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी 
अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न 
चुकता सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता मुख्य 
लेखा अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 
सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात 
यावा. 
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झासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ मपविम-स्पिळओव्हर/पर्यटन 


५. Wee झासन निर्णय झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ ३, 
दि.१/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम 
क्र. १४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर WA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०९१११२००४३०८२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram 

Kadam 

Date: 2019.09.16 20:47:48 +05'30' 
(र. ज. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


Ce 
र्‌. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी,यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, नंदूरबार, भंडारा, बुलडाणा, पुणे, अहमदनगर, धुळे, 
औरंगाबाद, सातारा. 


. जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, नंदूरबार, भंडारा, बुलडाणा, पुणे, 


अहमदनगर, धुळे, औरंगाबाद, सातारा. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 
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